第 1 条 


令 和 4 年 度 


適 用 





本 特 





第 2 条 


な 
業務 は 


テモ テト 





の 安定 


第 3 条 


受注 者 は 、 別 紙 1 「 提 





第 4 条 











い 。 


主任 技術 者 は 、 業 務 





記 仕様 書 は 、 





業務 範囲 


提出 書類 


主任 技術 者 








[第 

















第 二 浄水 場 ほか 浄水 池 清掃 等 業務 委託 
特 記 仕様 書 


第 一 章 一 般 的 事項 

















第 二 浄水 場 ほ か 浄水 池 清 掃 等 業務 委託 (以下 「 本 業務 と いう 。」)」 に 適用 する 。 












































第 二 浄 水 場 及 び 第 三 塗 水 場 の 池 状 構造 物 の 清掃 及び 取水 施設 の 清掃 業務 を 行い 、 工 業 用 水 
供 * ボロ a に 寄与 する も の で あ る 。 














務 の 履行 に 


第 5 条 業務 実施 計画 書 





























































































































書類 一 覧 」 に 示す 書類 を 監督 職員 に 提出 し な けれ ば な ら な い 。 











に あたっ て は 、 常 に 安全 に 留意 し 、 事 逆 の 未然 防止 に 努め な けれ ば な ら な 





































































































































































































































































































































































































































































































1 受注 者 は 、 業 務 実 施 計 画 に つい て 書面 に て 監督 職員 の 承諾 を 得 な けれ ば な ら な い 。 これ に 変更 が 生 
じ た 場 合 も 同様 と する 。 

2 業務 実施 計画 書 に は 、 次 の 事項 を 記載 する も の と する 。 た だ し 、 監 督 職員 が 了承 し た 事項 に つい て 
は 、 省 略す る こと が で きる 。 
ア 計画 工程 表 
イ 現場 組織 表 
ウ 施工 方 法 (手順 、 配 置 、 仮 設備 計画 を 含む ) 
エ 施工 管理 計画 
オ 使用 する 機械 の 種類 、 名 称 、 性 前 
カ 安全 対策 
キ 緊急 時 の 体制 及び 対応 
ク 作業 員 名 簿 
ケ 車輌 、 人 員 等 配置 計画 図 、 仮 設 配置 区 
コ その 他 業 務 に 必要 な 事項 

第 6 条 業務 実施 

1 Mn 書 を 事前 に 監督 職員 に 提出 し た うえ で 業務 に 着手 する 。 

2 事前 に 図面 等 で 作業 場所 の 周辺 状況 を 把握 し 、 i 
る 。 

3 作業 場所 の 周囲 や 、 工 業 用 水 施設 な ど に 損傷 を 与え な いよ う 十 分 留意 する 。 

4 道路 その 他 工 作物 を 汚損 させ な いこ と 。 汚損 させ た 場合 に は 、 作 業 終 了 の 都度 、 洗 浄 ・ 清 掃 する 。 

5 騒音 規制 法 、 振 動 規 制 法 お よび 公害 防止 関係 法令 に 定め る 規制 基準 を 順守 する た め に 必要 な 措置 を 
講じ る 。 

6 作業 に 使用 する 機材 等 は 常に 点検 し 、 十 分 な 整備 を 行う 。 

7 作業 時 間 は 、 発 注 者 の 執務 時 間 内 に 行う こと を 原則 と する 。 ま た 、 関 係 機関 な どか ら 作 業 期 間 や 時 
間 帯 に つい て 条件 が 付 さ れ た 場合 に は 、 当 該 条件 を 厳守 する 。 

8 作業 終了 後 は 、 速 や か に 使用 機器 、 仮 設 物 な ど を 搬出 し 、 作 業 場所 の 清掃 に 努め る 。 

第 7 条 3 

当該 施設 該 業務 に 関し て 業務 上 知り 得 た 秘密 を 第 三 者 に 漏らし て は な ら な い 。 こ の こと は 、 契 約 

の 解除 後 及び 下 約 の 終了 後 こ お い て も 同様 と する 。 








第 8 条 安全 管理 
1 労働 安全 衛生 法 及 びそ の 他 関 係 法令 の 定め る と ころ に より 、 業 務 上 守ら な けれ ば な ら な い 安 全 に 関 
する 事項 を 定め る と と も に 、 安 全 管 理 に 必要 な 措置 を 講じ 、 労 働 災 害 の 発生 の 防止 に 努め な けれ ば な 
ら な い 。 
2 作業 場所 及び その 付近 で 行わ て れる ほか の 工事 な ど が ある 場合 に は 、 常 に 協力 し て 安全 管理 に 支障 が 
な いよ うに 措置 を 講じ る 。 
3 作業 に あたり 、 安 全 上 の 障害 が 生じ た 場合 に は 、 直 ち に 必要 な 措置 を 講じ る と と も に 、 発 注 者 に 書 
后 に より 報告 を 行い 、 追 加 措 置 に つい て 協議 し な けれ ば な ら な い 。 
























































































































































第 9 条 業務 の 再 委 託 

本 業務 に お いて 、 全 部 又は 一 部 を 第 三 者 に 委託 し 、 請負 わせ て は な ら な い 。 

た だ し 、 清 掃 ・ 運 搬 を 目的 と し た 車両 機器 等 の リー ス に お いて は この 限り で は な い 。 そ の 場合 は 、 
旬 に より 監督 職員 の 承諾 を 得る も の と する 。 
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第 10 条 疑義 
受注 者 は 、 本 設計 図書 に 定め の な い 事 項 又 は 疑義 が 生じ た 場合 は 、 監 督 職 員 と 協議 の うえ 定め る も の 
と する 。 



















































































第 1 条 履行 箇所 

1 第 二 浄 水 場 

2 第 三 浄水 場 

3 第 三 浄水 場 取 水 

4 人 金ケ崎 急速 ろ過 施設 

5 金ケ崎 配水 池 
第 2 条 業務 概要 

1 第 二 浄 水 場 


(1) 洗 砂 池 (1 池 ・2 池 ) 
(2) 1・2 池 沈 殿 池 
(3) 3 池 沈 殿 池 

(4) 取水 塔 





2 第 三 浄水 場 
(1) 着 水 
(2) 沈 殿 池 (1 池 ・2 池 ) 

(3) 取水 口 (1・2 号 本 yY7 侧 ) 
































3 金ケ崎 急速 ろ過 施設 
(1) (第 一 期 ) 汚泥 濃縮 模 
(2) (第 二 期 ) 汚泥 濃縮 模 


























4 金ケ崎 配水 池 
(1) 配水 本 


第 3 条 履行 時 期 (予定 ) 





各 施 設 の 履行 時 期 は 別 添 「 業 務 工 程 表 ( 案 )」 に 示す と お り と する 。 な お 、 詳細 日 程 等 に つい て は 監督 





職員 と 協議 の うえ 決定 する も の 








第 4 条 業務 内 容 


1 池 状 構造 物 の 清掃 業務 (凝集 池 等 、 沈 殿 池 等 、 ポ ンプ 構 等 ) 

し 、 排 水 を 行う 。 
機 に より 床 面 堆積 物 及 び 壁 下 
し た 汚泥 も 放水 等 に より 洗浄 する 。 

設備 を 損傷 させ る こと の な いよ う 、 吐 出 圧 
対象 で な い 沈殿 池 等 か ら 流 みあ げた 水 を 


発注 者 の 抜 水 操作 に 伴い 、 
池内 の 水 を 抜い た 状態 で 、 
生 汚 泥 な ど を 池 外 へ 排出 する 
高圧 洗浄 機 の 使用 に あたっ 
に 留意 する 。 ま た 、 高 圧 洗 * 
使用 する 。 
















































































2 取水 施設 の 清掃 業務 
取水 施設 内 の 堆 砂 や ゴミ 等 




















第 二 章 個別 的 事項 


北上 市 相去 町 谷 木 地内 
北上 市 北 工業 団地 地内 
北上 市 二子 町 坊 館 地内 




















胆沢 郡 金ケ崎 町 西根 森山 地内 
胆沢 郡 金ケ崎 町 西根 大 森 地 内 














高圧 洗浄 ( 床 ) 








下 


高圧 洗浄 〈 床 ) 
高圧 洗浄 〈 床 ) 


847m2， 











上 











土砂 除去 1 式 








高圧 洗浄 ( 床 ) 
高圧 洗浄 ( 床 ) 
土砂 除去 1 式 


























仮設 ポン プ 排 水 1 式 , 汚泥 運 


りー 


























高 压 洗 # 
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と する 。 





池内 に 仮設 ポン プ を 設置 




















仮設 ポン プ 排 水 1 式 , 汚泥 周 


192m 高圧 洗浄 ( 壁 ) 437m* 
正 洗 渔 ( 壁 ) 2430m?, 仮設 ポン プ 排 水 1 式 
412m* 高圧 洗浄 ( 壁 ) 1207m* 仮設 ポン プ 排 水 1 式 


26m? 高圧 洗浄 ( 璧 ) 120m* 
556m 高圧 洗浄 ( 壁 ) 2862m2, 仮設 ポン プ 排 水 1 式 


庄 設 15m? 
E 搬 ”23ms 


( 床 ) 643m2, 高圧 洗浄 ( 壁 ) 1274mz 


設 ポ ンプ 排水 1 式 , 汚泥 運搬 58m 
































高圧 洗 # 
。 附帯 設備 に 付 
て は 、 高 圧 に より 施設 や 附帯 

































































= 








機 で 使用 する 洗浄 水 に は 、 清 
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の 付着 物 を 放水 に より 洗浄 し 、 発 











の 排除 及び 積込み を 行う 。 な お 、 取 水 施設 内 の 抜 水 は 発注 者 が 行う 。 


3 汚水 ・ 汚 泥 運搬 業務 (沈砂 池 等 、 沈殿 池 等 、 濃縮 槽 等 ) 
は 、 汚 泥 吸 排 車 で 吸引 し 、 別 紙 に 示す 施設 へ 排出 する 。 





清掃 業務 等 で 発生 し た 汚泥 



































第 5 条 留意 事项 
1 共通 事項 
(1) 汚水 ・ 汚 泥 運 搬 
ア 受注 者 は 、「 廃 棄 物 の 処理 及び 清掃 に 関す る 法律 」( 昭 和 45 年 法律 第 137 号 ) 並び に 関係 法令 に 
基づき 廃棄 物 を 適正 に 運搬 し な けれ ば な ら な い 。 

イ 受注 者 は 、 本 業務 に 係る 契約 締結 後 、 遅 滞 な く 産業 廃棄 物 収 集 運 搬 業 許可 証 の 写し を 発注 者 に 
提出 し な けれ ば な ら な い 。 な お 、 後 日 、 許 可 事項 に 変更 が 生じ た 場合 も 同様 と する 。 

ウ 廃棄 物 の 管理 は 、「 廃 棄 物 の 処理 及び 清掃 に 関す る 法律 」 (昭和 45 年 12 月 25 日 法律 第 137 号 ) 
第 13 条 の 2 第 1 項 に 規定 する 情報 処理 セン ター (以下 「 情 報 処 理 セ ンタ ー」 と いう 。) を 使用 す 
る こと を 標準 と する 。 た だ し 、 発 注 者 も し く は 受注 者 の 状況 に より 情報 処理 セン ター の 使用 が 不 

可能 で ある 場合 に は 同 法 第 12 条 の 3 の 規定 に 基づき 、 産 業 廃棄 物 管 理 票 を 使用 する も の と する 。 

(2) 酸素 濃度 測定 の 実施 
大 気 解放 され て いな い 池 内 に 立入 る 場 

等 の 必要 な 措置 を 行う こと 。 

(3) 備品 な どの 使用 

本 業務 の 施行 に 必要 な 備品 、 消 耗 品 等 は 以下 の も の を 除い て 全て 受注 者 の 負担 と する 。 
ア 施行 用 電力 第 二 浄 水 場 一 取水 塔 の み 
イ 床上 操作 式 ク レー ン (定格 荷重 2.8t) …・ 第 二 北 上 中 部 工業 用 水道 一 取水 塔 の み 
ウ 推 砂 排除 用 バケ ッ ト ・… バ 第 二 浄 水 場 一 取水 塔 の み 
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酸素 濃度 測定 を 実施 する も の と し 、 必 要 に 応じ て 換気 
























































































































































2 第 二 浄 水 場 
(1) 沈砂 池 及 び 沈 殿 池 
ア 1 池 ず つの 施行 を 標準 と する 。 
(2) 混和 池 
ア 薬品 が 直接 肌 等 に 触れ な いよ う 、 留 意 の こと 。 
(3) 取水 塔 
ア 施行 は 、 発 注 者 と 河川 管理 者 の 協議 後に 実施 する も の と し 、 発 注 者 指定 の 日 を 標準 と する 。 
イ 土砂 の 運搬 業務 に 用 いる 汚泥 吸 排 車 は 、 河 川 管理 用 道路 に 設置 する こと を 標準 と する 。 
ウ 汚泥 吸 排 車 は 、 次 の 距離 を 排 送 可能 な 仕様 と する 。 
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汚泥 吸 排 車 一 取水 塔 間 距 離 表 
本 中 見 水 平 (m) 垂 直 (m) 
汚泥 吸 排 車 ~ 橋台 3.5 m 1.8 m 
水管 橋 83.0 m = 
取水 塔 内 ~ 土砂 吸引 場所 2.9 m 15.3 m 
合計 89.4 mm 17. 1 m 
3 第 三 浄水 場 


(1) 混和 池 

ア 楽 品 が 直接 肌 等 に 触れ な いよ う 、 留 意 の こと 。 
(2) 沈殿 池 

ア 1 池 ず つの 施行 を 標準 と する 。 








4 金ケ崎 急速 ろ過 施設 
1) 濃縮 槽 (第 一 期 及 び 第 二 期 ) 
ア 前 項 1 共通 事項 ]) 汚 水 ・ 汚 泥 運 搬 に 基づき 行う こと 。 






































5 人 金ケ崎 配水 池 
(1) 配水 槽 
ア 前 項 1 共通 事項 (1) 汚水 ・ 汚 泥 運 搬 に 
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提 出 書類 一 覧 





















































































































































































































































































































































No 様式 名 作成 別 宛名 提出 期限 
监督 职员 主任 技术 者 
1 業務 打 合 簿 その 都度 
主任 技術 者 监督 职员 
= Si 契約 締結 後 
了 叉 已 二 に ベッ と 
2 業務 工程 表 受注 者 発 ? 7 日 以内 
3 主任 技術 者 通知 書 受注 者 発注 者 契約 後 遅滞 な く 
4 主任 技術 者 経歴 書 本 人 = 
産業 廃棄 物 受注 を 注 考 契約 後 遅滞 
> | 収集 運搬 業 許可 証 (写し ) = ” RN 
、 の 契約 締結 後 
務 計画 書 主任 技 人 監 上 職員 
6 業務 計画 任 技術 者 革职 
7 業務 完了 報告 書 受注 者 発注 者 業務 を 完了 し た と き 
8 業務 成果 引渡 書 受注 者 発注 者 引渡 の と き 
9 履行 期間 の 変更 請求 書 受注 者 発注 者 変更 を 必要 と する と き 
10 事故 報告 書 主任 技術 者 監督 職員 事故 が 発生 し た と き 
【 備 考 】 
提出 書類 は 指定 の な い 限 り 全 て A4 版 と する 。 



































業務 報告 書 に 添付 する 写真 に つい て 、 各 施設 ・ 各 清掃 区 分 ご と に 撮影 する も の と し 、 代 表 的 な も の の 
み を 添付 する こと 。 そ の 他 撮 影 写真 に つい て は 電子 媒体 に よる 提出 と する 。 
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串 紙 2 
汚 水 汚 泥 等 運搬 一覧 表 
施 設 発生 元 運 搬 先 備 考 
a LE 人 
a 0 汚泥 等 を 排出 する 際 は 、 フ ィ ル タ 
和 oh 
MA i ー 等 に 透過 させ 、 砕 石 等 を 池 に 排出 
第 二 浄水 場 上 多 し な いよ う 措 置 を 行う 。 
清掃 前 の 排水 は 、 発 注 者 が 可能 な 
- 限り 既設 ポン プ を 用 いて 排出 する 。 
塔 模 NN 
9 天 日 乾燥 床 排出 する 区 画 は 監督 職員 の 指示 に 
よる 。 
6 きま 汚泥 等 出 際 は 、 フ ィ ル 
凝集 池 排 泥 池 oo 
i 7 ー 等 に 透過 させ 、 砕 石 等 を 池 に 排出 
時 し な いよ う 措 置 を 行う 。 
第 三 浄水 場 
取 未 第 二 浄 水 場 排出 する 区 画 は 、 監 督 職員 か ら の 
天 日 乾 燥 床 指示 に よる 。 
金ケ崎 
急速 ろ過 施設 汇 梢 本 第 二 浄水 場 排出 する 区 画 は 、 監 督 職員 か ら の 
(第 一 期 .第 二 0 天 日 乾燥 床 指示 に よる 。 
期 ) 
金ケ崎 配水 横 第 二 浄 水 場 排出 する 区 画 は 、 監 督 職員 か ら の 
配水 池 0 が 天 日 乾 燥 床 指示 に よる 。 






































业务 工程 表 ( 案 ) 








10 11 12 13 14 15 16 7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 備考 





取水 塔 





沈砂 池 1 準備 | 抜 水 | 清掃 





沈砂 池 2 準備 | 抜 水 | 清掃 





1・2 混 和 池 準備 | 清掃 





1 池 沈殿 池 抜 水 | 清掃 | 清掃 | 清掃 | 充 水 





導 
El 
薄 
導 
薄 





第 二 浄水 場 |2 池 沈殿 池 抜 水 | 清 : 充 水 
1・2 池 流出 深 抜 水 | 


導 
El 








3 池 沈 殿 池 抜 水 | 清掃 | 清掃 | 清掃 | 充 水 





3 池 混和 池 抜 水 | 清掃 





3 池 流 出 渠 抜 水 | 清掃 





金ケ崎 配水 池 





第 一 期 汚泥 濃縮 醒 





金ヶ崎 ろ過 施設 
第 二 期 汚泥 濃縮 模 





着 水井 





混和 池 








な 3 
流出 渠 


第 三 浄水 場 





1 池 沈殿 池 





2 池 沈 殿 池 





取水 口 (1・2 号 機 ) 











8 月 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 備考 
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 二 日 | 月 | 火 | 水 | 有 | 金 | 二 8 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 二 | 日 月 | 火 | 水 | 本 | 人 金 | 二 日 | 月 | 火 | 水 














取水 塔 準備 | 清掃 





沈砂 池 1 





沈砂 池 2 





1.2 池 混和 池 





1 沈殿 池 





第 二 浄 水 場 |2 沈 殿 池 





1.2 池 流出 渠 





3 池 沈 殿 池 





3 池 混 和 池 





3 池 流 出 渠 





金ケ崎 配水 池 間 記 間 了 外壁 補修 あり 





第 一 期 汚泥 濃縮 村 AM 
る 崎 ろ 過 施設 | 第 二 期 汚泥 濃縮 模 





第 二 期 汚泥 濃縮 構 段 取 “| 拔 水 : 清 所 








着 水井 





混和 池 








站 出让 
流出 渠 


第 三 浄水 場 





1 池 沈殿 池 





2 池 沈 殿 池 








































































































取水 口 (1・2 号 機 ) 








业务 工程 表 ( 案 ) 





9 月 





14 


16 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


備考 





水 


水 


金 


水 


水 





第 二 浄水 場 


取水 塔 





沈砂 池 1 





沈砂 池 2 





1.2 池 混和 池 





1 沈殿 池 





2 沈殿 池 





1.2 池 流出 渠 





3 池 沈殿 池 





3 池 混和 池 








3 池 流 出 渠 





金ケ崎 配水 池 


2 池 充 水 





金ヶ崎 ろ過 施設 


第 一 期 汚泥 濃縮 醒 





第 二 期 汚泥 濃縮 醒 





第 三 浄水 場 


着 水井 





混和 池 


準備 








大 由 3 
流出 渠 





1 池 沈殿 池 


抜 水 ・ 清 掃 清 


充 水 





2 池 沈 殿 池 


抜 水 ・ 清 掃 7 





取水 口 (1・2 号 機 ) 





段 取 ・ 抜 水 沪 


点検 ・ 充 水 


予備 








10 月 








水 





12 
水 





19 
水 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 
水 


30 


31 


備考 





第 二 浄水 場 


取水 塔 





沈砂 池 1 





沈砂 池 2 





1.2 池 混和 池 





1 沈殿 池 





2 沈殿 池 





1.2 池 流出 渠 





3 池 沈殿 池 





3 池 混和 池 








3 池 流 出 渠 





金ケ崎 配水 池 





金ヶ崎 ろ過 施設 


第 一 期 汚泥 濃縮 模 





第 二 期 汚泥 濃縮 醒 








第 三 浄水 場 


着 水井 





混和 池 








站 出 让 
流出 渠 





1 池 沈殿 池 





2 池 沈 殿 池 


充 水 


清掃 後 コン クリ ー ト 
補修 工事 あり 








取水 口 (1・2 号 機 ) 








































































































